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DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE 


COPIA 


Atton. 58 del 14.10.2014 

OGGETTO : 

Lavori di "Recupero dei due portali dell'antica cinta muraria". 
CUP: D69J 14000740006. Approvazione progetto esecutivo. 


L'anno 2014 (duemilaquattordici), il giorno 14 del mese di Ottobre alle ore 12.45 presso la Sede 
Comunale, e riunita in assemblea la Giunta Comunale con la partecipazione dei signori: 


Cognome e Nome 

Incarico Istituzionaie 

Presente 

Assente 

PETRUCCI Stefano 

Sindaco 


X 

VALENTINI Antonio 

Assessore 

X 


D'ANGELI Franca 

Assessore 

X 



Presiede la seduta il Vice Sindaco: Valentini Antonio 

Partecipa alia seduta il Segretario Comunale: Dott. ssa Massenzi Rina 


Pareri esoressi ai sensi dell'art.49 del D.Los. n.267/2000 

REGOLARITA' Tecnica- II Responsabile dell'Area Tecnica: 

Parere: FAVOREVOLE f.to Arch. Laura Guidotto (vedi allegato) 

REGOLARITA' Tecnica - II Responsabile dell'Area Contabile: 

Parere: FAVOREVOLE f.to Dott.ssa Giuliana Salvetta (vedi allegato) 

II Presidente dell'Assemblea, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la 
riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 




G.C. n. 58 del 14.10.2014 


LA GWNTA COMUNALE 


Vista /' allegata proposta di deliberazione; 

Nulla avendo da eccepire in merito; 

Acquisiti i pareri prescritti dalla legge; 

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge; 


D_E_LI_B_E J RA 

> Di approvare /' allegata proposta di deliberazione. 

> Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, 4° comma, 
del D.Lgs. 267/00 con separata votazione palese ed unanime. 


Seduta della Giunta Comunale del it ' /.5 j( ( 
Atto n. S o 


Oggetto: Lavori di "Recupero dei due portali dell'antica cinta muraria". CUP: D69J 14000740006. 
Approvazione progetto esecutivo. 


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alia regolarita tecnica 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarita tecnica, attestante la regolarita e la correttezza 
dell'azione amministrativa. 


PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
in ordine alia regolarita contabile 

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime parere FAVOREVOLE di regolarita contabile. 




Li, ■ 




'.sponsabile dell'Area Contabile: 


Dott.ssa Gi uliana Salvetta 


Oggetto: 


Lavori d! "Recupero dei due portali dell'antica cinta 
CUP: D69J14000740006 
Approvazione progetto esecutivo. 


muraria". 


LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che la Regione Lazio, con D.G.R. n. 263 del 10/06/2011 ha aDDrovato il 
Programma Restyling nei piccoli Comuni" per la concessione di contribute finalizzati ad 
aziom di sviluppo economico e sociale dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti; 

RICHIAMATA la Deliberazione di G.C. n. 62 del 15/07/2011, con la quale e stato approvato il 
al^ndaro H- • ^. ecupe , ro dei due portali dell'antica cinta muraria" ed e stato dato mandato 
dL 10/06/2011; are anda di contributo alia Regione Lazio, ai sensi della D.G.R. n. 263 


CONSIDERATO che la Regione Lazio - Direzione Politiche Sociali, Autonomie Sicurezza e 
Sport, con Determ.nazione n. G00633 del 18/10/2013, ha assegnato al Comune di AccumoM 
un contributo di € 25.000,00, per un costo totale del progetto pari ad €. 30.000,00; 


VISTO che con Deliberazione di G.C. n. 01 del 08/01/2014 si e 
cofinanziare I'opera con un importo di €. 5.000,00; 


stabilito, tra I'altro, di 


CONSIDERATO che e stato dato incarico al Responsabile dell'Area 
Guidotto, di redigere il progetto esecutivo dell'opera; 


Tecnica, Arch. Laura 


afffd^to ,innn er r ,n ? ZIOn t del ^ Area Tecnica n * 132 del 08 /10/2014, con la quale e stato 
n 472 h L h t \ ,SCritt ° all ' 0rdine de 9 |j Ingegneri della Provincia di Rieti al 
cmta muraria d pr ° gettare le centme di sostegno degli archi dei due portali dell'antica 


?n S «?jQ^ r ° 9e, | t0 esecutivo de| l'opera, per un importo complessivo di €. 29.995,31 di cui € 
20.834,93 per lavori, costituito dai seguenti elaborati tecnici: 


1. Relazione tecnica 

2. Elaborato grafico e particolari costruttivi 

3. Quadro economico 

4. Computo metrico estimativo 

5. Elenco prezzi unitari ed analisi 

6. Incidenza della manodopera 

7. Piano di sicurezza e coordinamento 

8. Allegato B al PSC 

9. Costi della sicurezza 

10. Cronoprogramma 

11. Fascicolo dell’opera 

12. Piano di manutenzione 

13. Capitolato speciale d'appalto 


DATO ATTO che tale progetto determine una spesa complessiva di €. 29.995 31 articolata 
secondo il seguente quadro economico di progetto: ’ ' 


A) Importo lavori 

di cui 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €. 1.882,93 
per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta €. 7.274,03 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

bl) Manutenzione straordinaria tratto fognario IVA inclusa 
b2) Spese di cui all'art. 93 commi 7 bis e 
7 quater D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 


€. 20.834,93 


€. 3.360,00 

€. 


416,70 


€. 655,74 

€. 4.727,94 

€. 9.160,38 


B3) Spese tecniche calcolo centina CNPAIA compresa 
b5) IVA 

Totale somme a disposizione 
TOTALE €. 29.995,31 

VISTI i verbali di validazione e verifica del progetto esecutivo in data 10/10/2014; 

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del progetto; 

D E L I B E RA 

1. Di approvare il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Recupero dei due portali 
dell'antica cinta muraria", redatto dal Responsabile dell'Area Tecnica, Arch. Laura 
Guidotto e dall'Ing. Giuliano Vecchi, per un importo complessivo di progetto pari ad €. 
29.995,31, di cui €. 20.834,93 per lavori, costituito dai seguenti elaborati tecnici: 

1. Relazione tecnica 

2. Elaborato grafico e particolari costruttivi 

3. Quadro economico 

4. Computo metrico estimativo 

5. Elenco prezzi unitari ed analisi 

6. Incidenza della manodopera 

7. Piano di sicurezza e coordinamento 

8. Allegato B al PSC 

9. Costi della sicurezza 

10. Cronoprogramma 

11. Fascicolo dell'opera 

12. Piano di manutenzione 

13. Capitolato speciale d'appalto 

2. Di dare atto che tale progetto esecutivo e articolato secondo il 
economico di progetto: 

A) Importo lavori 

di cui 

- per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta €. 1.882,93 

- per costo del personale non soggetto a ribasso d'asta €. 7.274,03 

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione: 

bl) Manutenzione straordinaria tratto fognario IVA inclusa 
b2) Spese di cui all'art. 93 commi 7 bis e 
7 quater D.Lgs. 163/06 e s.m.i. 

B3) Spese tecniche calcolo centina CNPAIA compresa 
b5) IVA 

Totale somme a disposizione 
TOTALE 

3. Di dare atto che la spesa di €. 29.995,31 e finanziata per €. 25.000,00 mediante il 
contributo concesso dalla Regione Lazio ai sensi della D.G.R. n. 263 del 10/06/2011 e 
per€. 4.995,31 mediante fondi comunali; 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 
267/2000. 


seguente quadro 


C. 20.834,93 


€. 3.360,00 

€. 416,70 

€. 655,74 

€. 4.727,94 

C. 9.160,38 

€. 29.995,31 


II Segretario Comunale 
f.to Dott. ssa MASSENZI Rina 

II Presidente 

f.to VALENTINI Antonio 



PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO 

Della suestesa Deliberazione, si attesta che copia e stata affissa all'ALBO PRETORIO del Comune di 

Accumoli il giorno , per 15 giorni successive 

N del Registro degli Atti Pubblicati all'ALBO PRETOR 

ACCUMOLI, timbf^Jv^ _„fr^>^incaricato alia Pubblicazione 

Vista I attestazione dell'Incaricato alia pubblicazione dell'Atto, sf-eeremca che la presente Deliberazione e 
stata affissa all'ALBO PRETORIO del Comune di Accumoli. 

ACCUMOLI, timbro jjTSSkf'etario Comunale 

y /fJ^W^a MASSENZI Rina 

•St ( (M** 

4 , 



COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

Della presente Deliberazione, e stata data notizia ai Capigruppo Consiliari con apposita comunicazione 
Prot. n del 


ESECUTIVITA' 

La suestesa Deliberazione e divenuta esecutiva per decorrenza di termini in seguito a Pubblicazione 
all'ALBO PRETORIO, senza reclami. 

II Segretario Comunale 
Dott.ssa MASSENZI Rina 


ACCUMOLI, 


timbro 


